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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I REFORM ROLNYCH 


z dnia 24 lutego 1949 r. 


wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Podkomitetu 
Inwestycyjnego, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 

o sprawozdawczości inwestycyjnej z wykonania Planu 

Inwestycyjnego na rok 1949, 
+ 

W wykonaniu uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca- 1948 r. o sprawozdawczości 
inwestycyjnej zarządzam, co następuje: 


Postanowienia ogólne. 


8 1. 


wprowadzą się obowiązek sprawozdawczości inwesty- 
cyjnej dla inwestycji dokonywanych w ramach Planu In- 
westycyjnego na rok 1949 przez jednostki organizacyjne 
podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych- 


$ 2. 


Sprawozdawczość inwestycyjna obejmuje wszystkie in- 
westycje znajdujące się w części 15 Planu Inwestycyjnego 
na rok 1949 — Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 

§ 3. 

Obowiązek składania sprawozdawczości o inwestycjach 
ciąży na inwestorach oraz organach nadzoru pośredniego 
i centralnego. 

Jednostki sprawozdawcze, 


8 4. 
Organem Nadzoru Centralnego jest Ministerstwo Rolnic- 
twa i Reform Rolnych — (Departamenty w zakresie swo- 
ich kompetencji). 55 


Organami nadzoru pośređniego są jednostki wymienione 
w Planie Inwestycyjnym na rok 1949 jako odpowiedzialne 
za wykonanie poszczególnych działów części 15 Planu In- 
westycyjnego na rok 1949. 

§ 6. 


(1) Iwestorami są jednostki wymienione w Planie In- 
westycyjnym na rok 1949 jako odpowiedzialne za wykona- 
nie poszczególnych paragrafów części 15 P. I. 

(2) W wypadku, gdy poszczególne działy nie są rozbite 
na paragrafy, inwestorem jest jednostka odpowiedzialna -za 
wykonanie działu, to jest organ nadzoru pośredniego. 


Obowiązki Jednostek sprawozdawczych. 
i 8 7. 


(1) Inwestorzy obowiązani są składać miesięczne raporty 
inwestycyjne na formularzach ustalonych przez Centralny 
Urząd Planowania (wzór 1). h 
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(2) Inwestorzy obowiązani są sporządzać jeden wspólny 
raport inwestycyjny dla wszystkich inwestycji przez nich 
wykonywanych a objętych częścą 15 P, I. — Ministerstwa 
Rolnictwa 1 Reform Rolnych — o ile inwestycje figurują w 
jednym paragrafie. 

(3) Natomiast w razie wykonywania inwestycji z kilku 
paragrafów Planu, należy sporządzić oddzielne raporty in- 
westycyjne dla inwestycji każdego paragrafu. 

(4) Jeżeli w ramach jednego paragrafu inwestycje wyko- 
nywane są na terenie kilku województw należy sporządzić 
odrębne raporty inwestycyjne dla każdego województwa, 
obejmując nimi inwestycje wykonywane na ferenie danego 
województwa. 

(5) Inwestorzy, wykonywujący ponadto inwestycje objęte 
Planem Inwestycyjnym w innych częściach niż Ministerstwo 
Rolniciwa i Reform Rolnych, składają dla inwestycji obję- 
tych innymi częściami Planu oddzielne raporty inwestycyj- 
ne, sporządzone wedlug wymagań organów nadzoru central- 
nego, właściwych dla danych części Planu. 


§ 8 


Organa nadzoru pośredniego i centralnego sporządzają 
sprawozdanie inwestycyjne obejmujące: 
a) zbiorcze raporty liczbowe, według ustalonego formu- 
larza C.U P. (wzór 2), 
b) analizy przebiegu inwestycji i akcji oszczędnościowej. 


8 9. 

Celem analiz jest uzupełnienie obrazu przebiegu inwe- 
stycji wynikającego z danych zawartych w zbiorczych ra- 
portach liczbowych (wzór 2) Analizy mają zawierać te 
wszystkie wyczerpujące informacje, które nie dają się ująć 
w ramy raportów a są niezbędne dla należytego zoriento- 
wania się w przebiegu inwestycji į tendencji realizacji Pla- 
nu, Omóświć należy również zarządzenia oszczędnościowe. 


§ 10. 


Organa nadzoru mogą rozszerzyć tematykę analiz sto- 
sownie do nasuwających się potrzeb, dla sprawnego kon- 
trolowania wykonawstwa inwestycyj w zasięgu działania 
danego organu nadzoru. Treść tych zarządzeń należy komu- 
nikować: 

a) bezpośrednio wyższemu organowi nadzoru, 

b) Centralnemu Urzędowi Planowania (Państwowa Ko- 

misja Planowania Gospodarczego), 

c) Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Bankowi 

stycyjnemu) — Departament Planowania, 

d) Państwowemu Bankowi Rolnemu. (Bankowi Rolne- 

mu): ) 
§ 11. 


(1) We wszystkich przypadkach, gdy organ nadzoru po- 
średniego lub centralnego wykonuje bezpośrednio inwesty- 
cje, wówczas w odniesieniu do tych inwestycji jest on in- 
westorem i obowiązany jest do składania dla tych inwesty- 
cji — raportów inwestycyjnych (wzór 1) w terminie do dni 
ośmiu (8) za miesiąc ubiegły z tym, że raporty przesłane być. 
muszą do oddziału banku finansującego. 

(2) Nie zwalnia to wymienionych organów nadzorczych 
od składania zbiorczych raportów liczbowych (wzór 2) z o- 
mówionych wyżej inwestycji i przesłania ich centrali ban- 
ku finansującego. 


+ 


Inwe- 


Sporządzanie j przesyłanie sprawozdań, 
8 12. 


Inwestor sporządza raport inwestycyjny w czterech (4) 
egzemplarzach, z których po jednym przesyła do dnia ósme. 
go (8) po upływie miesiąca sprawozdawczego: 

a) organowi nadzoru pośredniego, 
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b) oaaziaiowi banku finansującego inwestycje, 

c) do Biura Regionalnego C.U.P. (Wojwódzki Urząd Pla 
nowania Gospodarczego) właściwego terytorialnie sę 
miejsca wykonywania inwestycji. 

Czwarty egzemplarz zachowuje inwestor w aktach jako 

odpis. 
$ 1s- 


Organa nadzoru pośredniego, jako odpowiedzialne za 
wykonanie poszczególnych działów części 15 P. I. sporządza- 
ją zbiorcze raporty liczbowe na formularzach (wzór 2) w 
trzech (3) egzemplarzach i przesyłają najpóźniej do dnia 15 
po upływie miesiąca sprawozdawczego: 

a) właściwemu organowi nadzoru centralnego, 

b) centrali banku finansującego inwestycje. 

Trzeci egzemplarz zachowują w aktach jako odpis. 


§ 14. 


W tym samym trybie organa nadzoru pośredniego prze- 
syłają analizy przebiegu inwestycji i akcji oszczędnościowej 
w terminie 25 dni po upływie miesiąca sprawozdawczego. 


- , $ 5. 


Organ nadzoru Centralnego sporządza zbiorcze raporty 
liezbowe (wzór 2) dla całej części 15 P. I. w trzech egzem- 
plarzach, z których 2 przesyła w ciągu 25 dni po upływie 
miesiąca sprawozdawczego — Centralnemu Urzędowi Pla- 
nowania (Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego): 


8 16- 


W tym samym trybie organ nadzoru centralnego prze- 
syła analizy przebiegu inwestycji i akcji oszczędnościowej w 
terminie 35 dni po upływie miesiąca sprawozdawczego. 


§ 17. 


Sprawozdania dając obraz stopnia wykonania planu na 
dzień sprawozdawczy pod względem finansowym, technicz- 
nym i realności, stanowią * nie tylko materiał pozwalający 
właściwym organom nadzoru na sporządzanie sprawozdań 
zbiorczych dla ich zasięgu działania, lecz ponadto zobowią- 
zują właściwe organa do wydania lub spowodowania wy- 
dania natychmiastowych zarządzeń w celu zlikwidowania 
ujawnionych odchyleń od właściwego wykonania Planu. 


§ 18. 


Inwestorzy i organa nadzoru wszystkich szczebli spo- 
rządzają 'za ostatni miesiąc każdego kwartału o jeden 
egzemplarz więcej raportu inwestycyjnegó (wzór 1), względ- 
nie zbiorczego raportu liczbowego (wzór 2) i przesyłają gu 
w następnym miesiącu po upływie kwartału w terminach 
ustalonych w niniejszym zarządzeniu dla danej jednostki 
sprawozdawczej bezpośrednio Głównemu Urzędowi Staty- 
stycznemu w Warszawie- 

§ 19. 


Pierwsze egzemplarze raportów inwestycyjnych (wzór 1) 
į zbiorczych raportów liczbowych (wzór 2) dla Głównego U- 
rzędu Statystycznego za I-sze półrocze roku bieżącego na- 
leży przesłać w m-cu lipcu b, r. 


§ 20- 


O terminie wysłania sprawozdania świadczy data stem. 
pla pocztowego lub pokwitowanie w książce doręczeń- 


$ 21. 


(1) Za rzetelne, prawidłowe wypełnienie oraz za termi- 
nowe przesłanie raportów inwestycyjnych, zbiorczych ra- 
portów liczbowych i analiz odpowiedzielni są kierownicy 
komórek organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Reform 

\ 
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Rolnych, wymienionych w paragrafach 5 i 6 niniejszego za- 
rządzenia, jako inwestorzy, względnie organa nadzoru po- 
średniego. 

(2) W wypadku nie dotrzymania terminów przez jednost- 
ki sprawozdawcze bank finansujący inwestycje może zawie. 
sić za zgodą organu nadzoru pośredniego wypłaty środków 
A OZYCH REDA czasu złożenia raportu. i 

I 


Nstanowiefia końcowe 


§ 22. >; 
(1) Niniejsze zarządzenie reguluje sprawozdawczość in- 
westycyjną z wykonania P. I na rok 1949. , kę 


(2) Zakres i formy okresowych sprawozdań rzeczowych 
oraz sprawozdań rocznych, składanych po zakończeniu roku 
inwestycyjnego (wraz z okresem ulgowym) ustalą osobne za- 
rządzenia. SES z 

§ 23 
Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 


23 sierpnia 1948 r. pozostaje w mocy dla sprawozdawczości 
inwestycyjr=, z wykonania P.F I, na rok 1948., 


§ 24. 


(1) Jeduostki organizacyjne podaiie w uiniejwym zarzą- 
dzeniu jako inwestorzy nie wykonujący bezpośrednio prac 
inwestycyjnych w całości lub części — wydadzą podległym 
sobie komórkom organizacyjnym odpowiednie zarządzenia 
umożliwiające im uzyskanie materiałów potrzebnych dla pra- 
widłowego i terminowego sporządzania raportów inwesty- 
cyjnych. 

(2) W celu umożliwienia zebrania danych ustalono termin 
sporządzania raportów inwestycyjnych na BŁ, an dzień po 
upływie miesiąca sprawozdawczego. 


§ 25. 


(1) Z uwagi na trudności zebrania dokładnych materiałów 
przez jednostki organizacyjne odpowiedzialne za działy 28 
i 29, zbiorcze raporty liczbowe (wzór 2) z tych działów spo- 
rządzać będą właściwe terenowo Oddziały iPań-twowego 
Banku Rolnego z rozprowadzanych przez siebie środków li- 
mitowanych zwrotnych. 

(2) Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za szatach 
paragrafów, działu 29 składać będą raporty inwestycyjne 
(wzór 1) ze środków limitowanych *bezzwrotnych Oddziałom 
Państwowego Banku Rolnego (Banku Rolnego) z siedzibą 
w mieście wojewódzkim. 

(3) Centrala Państwowego Banku Rolnego (Banku Rolne- 

g9) sporządza dia działów wymienionych w tym paragrafie 
zbiorczy raport liczbowy (wzór 2) i w dwóch egzemplarzach 
przesyła M nisterstwu Rolnictwa i Reform Rolnych wła- 
ściwemu Departamentowi) w terminie do dnia 20 po upły- 
wie miesiąca sprawozdawczego. 


§ 26. 


Pierwsze sprawozdania w myśl niniejszego zarządzenia 
mają być złożone łącznie zą okres trzech miesięcy t. j. za 
pierwszy kwartał 1949 r. w miesiącu kwietniu 1949 r. 

Wszystkie informacje sprawozdawczości ' inwestycyjnej 
należy traktować jako poufne 


/$ 27. 


Formularze raportów inwestycyjnych (wzór 1) i zbior. 
czych raportów liczbowych (wzór 2) będą dostarczone przez 
C.U.P. (P.K.P.G.) organowi nadzoru centralnego, który Zza. 
opatrzy w potrzebne ilości podległe organa. 

Minister: 
J. Dąb - Kocioł. 
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